. ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ೫ ಪರಿಷತ್ತು 


ಸ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ತ 6 : 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : "ಶ್ರೀಮತಿ ಭಸ್‌ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ (ವಿಧಾನಸಟೆ ಕ್ಲೇತು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 25-09-2020, 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯುವ 


ಹ ದ ಸಬಲೀಕರಣ: ಹಾಗೂ: ನೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಟು........ 


*: . ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್‌ 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ 
ಸಮುಚ್ಛಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆನಗುದಿಗೆಣೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
 ಸಮುಚ್ಛ್ಚಿಯ. ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುದಾನದ 
ಕೊರತೆಯಿಂದ . ಸೆಸೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು! 

ನಾಡಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


2 [ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2005-06 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದು; ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ] ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನೆ ಎಷ್ಟು: (ಸ೦ಪೂರ್ಣ ರೂ.807.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


2005-06ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.57.00 ಲಕ್ಷ 

2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ 
ಹ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಿ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ 
ಒಟ್ಟು ರೂ.8070 ಲಕ್ಷ 


4 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ| ಪಸುತ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿಳ೦ಬಕೆ, ಕಾರಣಗಳೇಮ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ 
ಛೆ ್ಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಬ್‌ 
; ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, 
ಪ್ರಸುತ ತರ್ನಾಹಿಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಬಿವೃದಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ; ರೂ. 500.00 

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. 


ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನುಥೇಪ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನನಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? ೊೋ"ಕಾರ್ಪಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ke § § ಷ್‌ 
ಕಸಂವಾ 90 ಕವಿಸ 2020 ರ್‌ 
ಹಿ 


(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು 


